


DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN 
LI-GEV-PAFEF-091-06, RELATIVO A LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO 
AGRICOLA EN RANCHO EL RECODO, EN LA LOCALIDAD PREDIO SANTA ROSA, MPIO. SOLEDAD 
DE DOBLADO, VER.. 

EN LA CIUDAD DE XALAPA ENRIQUEZ. ,VER., SIENDO 8:20 HRS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 
2006, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
AGROPECUARIA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESCA (SEDARPA), UBICADA EN LA CALLE CARLOS A. CARRILLO No. 23, COL. AGUACATAL DE 
ESTA CIUDAD, LOS C.C. ING. JESÚS MARTÍN LOZANO VELA, COORDINADOR DE 
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, ING. MARCO ANTONIO CORTES GAONA, JEFE DE 
PROYECTOS HIDROAGRICOLAS DE LA | COORDINACION + DE INFRAESTRUCTURA 
AGROPECUARIA, MC ERICK ARTURO BETANZO TORRES JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERÍA 
Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y EL 
ING. VIDAL LARA MOJICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 
AGROPECUARIA DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA; REUNIDOS 
CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE ŁA LICITACIÓN POR INVITACIÓN LI-GEV-PAFEF-091-06, RELATIVA A LA 
CONTRATACIÓN DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN 
RANCHO EL RECODO, EN LA LOCALIDAD PREDIO SANTA ROSA, MPIO. SOLEDAD DE 
DOBLADO, VER. 


- CON FECHA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2006 A LAS 17:00 HRS. EN LA PRIMERA SESION 
EXTRAORDINARIA., DEL SUBCOMITÉ DE ADQÙISICIONES Y OBRA PUBLICA, LA COORDINACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SOLICITO 
LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 
PARA USO AGRICOLA EN RANCHO EL RECODO, EN LA LOCALIDAD PREDIO SANTA ROSA, 
MPIO. SOLEDAD DE DOBLADO, VER.., ACORDANDO EL PROPIO SUB-COMITÉ REALIZAR EL 
PROCESO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS COMO LO 
ESTABLECE LOS ARTICULOS 27 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 


-EL DIA 06 DE MARZO DEL 2006 A ` LAS 10:00 HRS.., SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA Y 
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACION RESPECTIVAMENTE. 


-EL DIA 20 DE MARZO DEL 2006 A LAS 21:00 Y 22:00 HRS., SE CELEBRO LA RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RESPECTIVAMENTE, COMO LO 
SENALA EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS. 


DE LO ANTERIOR Y UNA VEZ REVISADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS COMO 
LO SEÑALA EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, SE PROCEDIÓ HACER LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES 
LAS CUALES SE VERIFICARAN QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA TAL EFECTO LA CONVOCANTE DEBERÁ 
ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA 
DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, 
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR, ASIMISMO, SE OBSERVA DE 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS: ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V., GRUPO 
MACOMAX, S.A. DE C.V. E ING. ALFONSO PEÑA CARDENAS; DE LAS CUALES SE DETALLA LO 
SIGUIENTE: 


- LA EMPRESA ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V. PRESENTA EN SU PROPUESTA 
TÉCNICA LOS PROGRAMAS DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES; ANÁLISIS 
DE PRECIOS UNITARIOS ACORDES CON SU PRESUPUESTO, ASÍ MISMO ANEXA 
PORCENTAJES DE FINANCIAMIENTO, FACTOR SALARIO REAL Y PORCENTAJE DE 
HERRAMIENTA MENOR O SEA QUE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS 
BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN. EN CUANTO A SU PROPUESTA ECONÓMICA., ESTA 
SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO BASE ASIGNADO A LA OBRA EN MENCIÓN 
CON UNA CANTIDAD DE $780,120.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 
00/100 ) I.V.A. INCLUIDO. 


- LA EMPRESA GRUPO MACOMAX, S.A. DE C.V., PRESENTA EN SU PROPUESTA TÉCNICA 
LOS PROGRAMAS DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES; ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS ACORDES CON SU PRESUPUESTO, ASÍ MISMO ANEXA PORCENTAJES 
DE FINANCIAMIENTO, FACTOR SALARIO REAL Y PORCENTAJE DE HERRAMIENTA MENOR O 
SEA QUE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. EN CUANTO A SU PROPUESTA ECONÓMICA. ESTA SE ENCUENTRA ARRIBA 
DEL PRESUPUESTO BASE ASIGNADO A LA OBRA EN MENCIÓN CON UNA CANTIDAD DE 
$812,230.07 (OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO. 


- LA EMPRESA ING. ALFONSO PEÑA CARDENAS, PRESENTA EN SU PROPUESTA TÉCNICA 
LOS PROGRAMAS DE OBRA, MANO DE-OBRA- EQUIPO Y MATERIALES; ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS ACORDES CON SU PRESUPUESTO, ASÍ MISMO ANEXAPORCENTAJES 
DE FINANCIAMIENTO, FACTOR SALARIO REAL Y PORCENTAJE DE HERRAMIENTA MENOR O 
SEA QUE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON-ŁO SOLICITADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. EN CUANTO A SU PROPUESTA ECONÓMICA, ESTA SE ENCUENTRA ARRIBA 
DEL PRESUPUESTO BASE ASIGNADO À LA OBRA EN MENCIÓN CON UNA CANTIDAD DE 
$817,450.43 (OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 43/100 
M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 


EN RESUMEN, UNA VEZ EVALUADAS Y ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE LA LICITACIÓN POR 
INVITACIÓN LI-GEV-PAFEF-091-06, RELATIVO A LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 
PARA USO AGRICOLA EN RANCHO EL RECODO, EN LA LOCALIDAD PREDIO SANTA ROSA, 
MPIO. SOLEDAD DE DOBLADO, VER. SE DETERMINA ADJUDICARLE EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE 
$678,365.22 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
221100 M.N.) MAS UN IMPORTE DE $101,754.78 (CIENTO UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 78/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IV.A, HACIENDO UN TOTAL DE 
$ 780,120.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 ); YA QUE ES LA QUE 
CUMPLE TÉCNICAMENTE Y SU PROPUESTA ECONÓMICA ES LA MAS CONVENIENTE PARA LOS 
INTERESES DEL ESTADO CONSIDERANDO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A 
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS. SE ANEXA 
EL CUADRO COMPARATIVO POR CONCEPTO DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES. 


ATENTAMENTE 


ING. JESÚS MARTÍN LOZANO VELA ING. VIDAL LARA MOJICA 
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
AGROPECUARIA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 
ING. MARCO ANTONIO CORTÉS GAONA MC ERICK ARTURO BETANZO TORRES 


JEFE DE PROYECTOS HIDROAGRICOLAS JEFE DE OFICINA DE INGENIERIA Y VALIDACION 
TECNICA 


